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الفصل 1.2 ... 


التنظيف وإزالة الأعشاب والأشجار والجذور 
79أططبء 0 20ة ووادءانت 


2 الوصف: 6101م611وع12] 
يشمل هذا العمل إزالة كافة المواد غير المرغوب بها من حرم الطريق بما فيها حدود الطابق الترابي 
وأساسه الملامس للأرض الطبيعية ومن المناطق التخديمية للعمل. ومن الأماكن الأخرى المبينة على 
المخططات أو المحددة في المواصفات الفنية الخاصة. ويستثنى من ذلك الأشياء المقرر بقاؤهاء كما 
يشمل هذا العمل إعادة رص المناطق التي تمت فيها أعمال الإزالة والتنظيف وذلك تبعاً للمادة (2.3.5.2) 
المتعلقة بإعداد أساس الطابق الترابي من المواصفات العامة هذه. أما المواد المقرر بقاؤها أو التي تتم 
إزالتها طبقا لأحكام الفصول الأخرى من هذه المواصفات؛: ومن مناطق الممتلكات الخاصة والعامة المجاورة 
والمرافق أو أي تجهيزات لا تخص الطريق. فيجب حمايتها من الضرر أو التلف الناتج عن أعمال المقاول. كما 
يجب تنفيذ أعمال التنظيف وإزالة الأعشاب والأشجار والجذور قبل البدء بأعمال التسوية وذلك طبقاً لهذه 
المواصفات. 
2 التنفيذ: 1011لا 2266 
يجب على المقاولء وبالتعاون مع المهندس فور استلام الموقع أو جزء منه وقبل المباشرة بأعمال التنظيف 
وإزالة الأعشابء إعادة مسح كامل المحور الأفقيء ؛ وتثبيت المحور على الأرضء وأخذ مقاطع عرضية 
عمودية على محور الطريق. ويمسافات لا تتجاوز (25) م. وإذا اتضح أن مناسيب الأرض الطبيعية في منطقة 
معينة مختلفة بدرجة كبيرة عما تبينه المخططات. فيجب على المقاول إبلاغ المهندس بذلك والحصول 
على موافقته للبدء بالعمل قبل إحداث أي تغيير في مناسيب الأرض الطبيعية. 
على المقاول أن يقدم إلى المهندس خلاك (60) يوم من تثبيت الأوتاد في الموقع مخططات مقاطع الأرض 
الطبيعية الأصلية والمقاطع المساحية المحددة بالأوتاد. بالإضافة إلى المخططات الخاصة بالأعمال الترابية 
وذلك للحصول على موافقته بهذا الشأن. 
يجب على المقاولء تنظيف كامل أطوال مناطق الردم ومناطق أساس الطابق الترابي الملامسة للأرض 
الطبيعية في المشروع: والمذكورة في البندين التاليين. وذلك حسب العرض المحدد بالأوتاد. ما لم تبين 
المخططات أو المواصفات الخاصة خلاف ذلك: 
1 مناطق الطابق الترابي في الطرق الرئيسية ومناطق أساس الطابق الترابي الملامس للأرض الطبيعية 
بما في ذلك المنشآتء وطرق الخدمة (0305؟ ©20089]) والمنحدرات (13]005) والحلقات الدائرية 
للتقاطعات (005! 6ومةاء)6]م1) وطرق الاقتراب (765ع03:م30) والأقنية (5اعم3) والخنادق (5وعطع]01) 
والطرق التبادلية (0305؟ /36265501) والوصلات (005تاء6©0006) الأخرى اللازمة التي سيتم إنشاؤهاء 
ويجب أن تمتد هذه المناطق إلى عرض (2) مء خارج حدود المنشآت والحفريات وحدود الميول الجانبية 
للطابق الترابي بما في ذلك تهذيب الميل (0150نام؛ 6م0ا5). 
2 حفر الاستعارة داخل حرم الطريق أو المبينة في المخططات أو المحددة في المواصفات الخاصة 
والمعتمدة من قبل المهندس 
يجب تنظيف المنطقة الواقعة فوق سطح الأرض الطبيعية من العناصر النباتية كالأعشاب والأشجار وجذورها 
وجميع النباتات الأخرى؛ وذلك طبقآً للحدود المبينة في المواصفاتء باستثناء المواد التي يحدد المهندس 
بقاءها بعلامات واضحة. ويشمل التنظيف عمق عشرين 20 سم تحت سطح الأرض الطبيعية على الأقل أو 
حسب اللزوم من أجل إزالة الأعشاب والأشجار والجذور. 
2 التخلص من المواد المزالة: ١123زمع1136!‏ 111010 01 0521م15ط 
يجب عدم ترك المواد الناتجة عن عملية التنظيف ضمن حرم الطريق بما فيها منطقة الطابق الترابي؛ أو 
ضمن المرافق التي تم تنفيذهاء كما يجب التخلص من جميع هذه المواد بوضعها في أماكن خارج حرم 
العري بحيث لا تتم مشاهدتها منه. 
يجب أن يتم حرق المخلفات والمواد المزالة طبقاً للأنظمة السائدة وإجراءات السلامة المتبعة وذلك تحت 
إشراف مراقبين يتصفون بالكفاءة. وفي الأوقات وبالأسلوب الذي لا يعرض أيآً من المواد المحدد بقاؤها أو أيآ 
من الممتلكات المجاورة للخطر. كما يجب إزالة مخلفات وآثار الحريق خارج حرم الطريق بحيث لا يمكن 
مشاهدتها كذلك منه. 
يتم التخلص من المواد المزالة إلى الأماكن العامة أو الخاصة خارج حرم الطريق على نفقة المقاول وحدة, 
وحسب التعليمات والأنظمة المتبعة. وذلك بعد الاتفاق الخطي مع صاحب او اصحاب الممتلكات أو الجهة 
الحكومية التي تطرح فيها هذه المواد. حيث يجب أن يزود المهندس بإذن خطي من صاحب أو أصحاب 
الجهات المذكورة التي سترحل إليها المواد قبل المباشرة بإلقائها بفترة 15 يوماً. 
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تصبح كافة الأخشاب القابلة للبيع ضمن المساحة الجاري تنظيفها والتي لم تتم إزالتها من حرم الطريق 
قبل المباشرة باعمال التنفيذ ملكا للإدارة. مالم تنص الشروط الخاصة على خلاف ذلك. 

2 طريقة القياس: 111©115اع1لا 1125 01 111100 

يقاس بند (التنظيف وإزالة الأعشاب والأشجار والجذور) بهدف الدفع على أساس سعر الوحدة بالمتر المريع 

ضمن الحدود المعينة أو المعتمدة من قبل المهندس. ويتم القياس بتقريب القيم إلى أقرب 0.1 متر مربع 

على طول السطح الأفقي. ويشمل كافة أعمال التنظيف وإزالة الأعشاب والجذور والنباتات والأشجار التي 
يصل قطر ساقها حتى (150) مم. 

يقاس بند إزالة الأشجار. على أساس الوحدة. بحسب عدد الأشجار التي تتم إزالتها. ولا يدفع أي سعر عن 
إزالة الأشجار التي يقل معدل قطر ساقها عند موضع القطع عن 150 مم 

ولن يجري أي قياس ما لم يشتمل جدول الكميات على بند (التنظيف ٠‏ وإزالة الأعشاب والأشجار والجذور) أو 

على بند (إزالة الأشجار). 

2 الدفع وشمولية السعر: 29/111611 01 56006 

0.2 الدفع: 

عندما يشتمل جدول بنود الأعمال على بند (التنظيف وإزالة, الأعشاب والأشجار والجذور) و/ أو بند (إزالة 
الأشجار) وينص على الدفع على أساس سعر الوحدة. فيجب أن يتم الدفع بالسعر المحدد الوارد في العقد 
لكل متر مربع أولكل وحدة (شجرة): وذلك للعمل المنجز طبقاً للمواصفات. 

2 شمولية السعر: 

يشمل السعر أعلاه تقديم الأيدي العاملة والمعدات والأدوات والبنود الأخرى اللازمة لإنجاز العمل المحدد 

في بند (التنظيف وإزالة الحشائش والأشجار والجذور) والتخلص من المواد المستخرجة من هذه الأعمال: 
وإعادة رص المناطق التي تعرضت لهذه الأعمال: بما في ذلك جميع العناصر اللازمة لإنجاز العمل على 
الوحه الصحيحء, كما هو محدد في الفقرة 3.7.1 (الدفع وشمولية السعر) من المواصفات العامة هذه. 

كما يشمل السعر كافة الرسوم والضرائب والطوابع والنفقات الإدارية والأرباح والهوالك: وذلك بما لا يتعارض 
مع دفتر الشروط الخاصة. وإذا لم يشيتمل جدول بنود الأعمال على بند (التنظيف وإزالة الأعشاب 
والجذور)ءاو على بند (إزالة الأشجار) فيحمل هذا البند على البنود الأخرى. 

ويكون الدفع بموجب أحد البندين التاليين أو كليهما كما هو مبين في الجدول التالي على سبيل المثال لا 
الحصر وذلك بما لا يتعارض مع دفتر الشروط الخاصة: 


رقم البند نوع العمل الوحدة 
112 التنظيف وإزالة الأعشاب والجذور متر مريع 
212 إزالة الأشجار وحدة 
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